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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 218 

28 Μαρτίου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 23733 

Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με προϋπολογισμό 531.839,28 
€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 655.000,01 € (με ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά την ενεργειακή 
αναβάθμιση του Δημαρχείου Χανίων. 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, συνοπτικά περιλαμ¬ 
βάνουν τα εξής: 

Α. Αντικατάσταση των ατομικών κλιματιστικών με νέο 
αερόψυκτο, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμε¬ 
νων ζωνών και μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου με 
μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης. 

Β. Αντικατάσταση εκατόν είκοσι (120) φωτιστικών σω¬ 
μάτων με φωτιστικά σώματα υψηλής απόδοσης. 

Γ. Αφαίρεση των απλών, ξύλινων και μεταλλικών, κου¬ 
φωμάτων μονού υαλοπίνακα και αντικατάσταση τους με 
κουφώματα αλουμινίνου διπλού υαλοπίνακα. 

Επίσης αντικατάσταση όλων των εξωτερικών θυρών 
με θύρες αλουμινίου. 

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη¬ 
ματικότητα» στον Άξονα Προτεραιότητας «04 - Ολο¬ 
κλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και 
ενίσχυση της αειφορίας» μέσω του ΠΔΕ με κωδικό 
2012ΣΕ06180082 

Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο ποσοστού μέχρι 10% του αρχικού συμβατικού 
αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 
του Ν.3669/2008 και της παρ. Η6, εδ.2. του Ν. 4093/2012. 

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 


κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β 
και έχει εγκριθεί με την με αρ 318/2014 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθε¬ 
σμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 180 ημερολογι¬ 
ακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο δια¬ 
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 10.636,79 € οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο 
Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γί¬ 
νονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπρά¬ 
τησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 
15/11/2014 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται 
να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον Α2,1η, 2η ή 3η τάξη εντός νομού έδρας 
και σε Α2,1η και 2η τάξη εκτός νομού για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οικοδομικών και στην Α2,1η, ή 2η (εντός και εκτός 
νομού έδρας ) τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομη- 
χανολογικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
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Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνι¬ 
σμός θα διεξαχθεί στις 15/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανιών (οδός Γρηγορίου 
Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος). 

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γ ρηγορίου Ε' 
50, 73135 Χανιά, 3ος όροφος, μέχρι τις 10/04/2014 αφού 
καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαρα¬ 
γωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνιάς 29) και 
προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστο¬ 
σελίδα του Δήμου Χανίων. 

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασί¬ 
ας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Χανίων (αριθμός απόφασης 318/2014). 

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τη¬ 
λέφωνο 2821341682, ΡΑΧ επικοινωνίας 2821029147, αρ¬ 
μόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ευθυμίου Γεώργιος 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον 
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 

Χανιά, 26 Μαρτίου 2013 

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος 

ΝΑΝΣΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθμ. 11882/26-03-14 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη προσφορά, η «Προμήθεια υλικών για το Τεχνικό 
Συνεργείο (οικοδομικά - οδοποιίας)», ενδεικτικού προϋ¬ 
πολογισμού 100.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 23%, πλέον του δικαιώματος και θα βαρύνει τον 
Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα του 
Δήμου, Λ. Δημοκρατίας 61, από την αρμόδια επιτροπή 
διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμά¬ 
των αυτών, την 28η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα. Ώρα 
λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Η διενέργεια της δημοπρασίας και η εκτέλεση της 
προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 

1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερι¬ 
κών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθει¬ 
ών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93). 

2. Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

3. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί 
κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν 
αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν2286/95. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται 
στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
(συμπεριλαμβανομένου και του φ.π.α.) ή της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου 
και του Φ.Π.Α.) για την ποσότητα που θα προσφερθεί 


(άρθρο 26 παρ. Ια, β ΕΚΠΟΤΑ). Η εγγύηση συμμετοχής, 
ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει, 
θα πρέπει να είναι απαραίτητα συντεταγμένη κατά τον 
ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο (σύμφωνα με το άρθρο 
26, παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Η προσφορά μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες 
από τις ομάδες προμηθειών της μελέτης ή μπορεί να 
αφορά και το σύνολο της μελέτης και θα δοθεί με επι- 
μέρους ποσοστά έκπτωσης, τα οποία θα αναγράφονται 
ολογράφως και αριθμητικά σε έντυπο αριθμημένο και 
σφραγισμένο από την Υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισμού. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευ¬ 
τές για 60 ημέρες από την επομένη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 
όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγω¬ 
νισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι εν¬ 
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο 
Προμηθειών του Δήμου, Λ. Δημοκρατίας 61 - Άγιοι Ανάρ¬ 
γυροι, καθημερινά από την Δευτέρα 31-03-14 μέχρι την 
Τετάρτη 23-04-14 και ώρα 2:30 μ.μ. (τηλ. 2012634445). 

Άγιοι Ανάργυροι, 26 Μαρτίου 2014 

Ο Αντιδήμαρχος 
της Τεχνικής Υπηρεσίας 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθμ. 195 

Αριθμ. 12303/26-03-2014 

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Εργασία 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός 
για τις εργασίες: 

1. Συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων 
του Δήμου, 

2. Τοποθέτησης ΑΒ5 σε αυτοκίνητα του Δήμου Κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης: 

1. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ενιαία έκπτωση για τις 
εργασίες "Συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέ¬ 
σων του Δήμου" 

2. Την χαμηλότερη τιμή για την εργασία τοποθέτησης 
ΑΒ3 σε αυτοκίνητα του Δήμου 

Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης. 

Στόχος του διαγωνισμού είναι οι εργασίες: 

Συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων του 
Δήμου, 

Τοποθέτησης ΑΒ3 σε αυτοκίνητα του Δήμου 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 04/2014 Μελέτη της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης. 

Διάρκεια της προμήθειας - σύμβασης 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται: 

• Για τις εργασίες "Συντήρησης και Επισκευής μετα¬ 
φορικών μέσων" σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

• Για την "Εργασία τοποθέτησης ΑΒ3 σε αυτοκίνητα 
του Δήμου Ν. 28366/2098/2006 (Β'441) μέχρι 31/12/2014 

Τόπος αναζήτησης διακήρυξης και λοιπές πληροφο¬ 
ρίες. 

Τα σχετικά τεύχη διακήρυξης & τεχνικών προδιαγρα¬ 
φών των εργασιών: 1) Συντήρησης και επισκευής με- 
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ταφορικών μέσων του Δήμου, 2) Τοποθέτησης ΑΒ8 σε 
αυτοκίνητα του Δήμου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
τα προμηθεύονται από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών 

(Στρούπα τηλ: 213.2007 .764-66) του Δήμου Αγίου Δη- 
μητρίου, (Αγίου Δημητρίου 55, 4ος όροφος Δημοτικό 
Μέγαρο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές αρμόδιος υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας: (Κα- 
μπάδαης Σταύρος .2132007738). 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών: 1) Συ¬ 
ντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου, 
2) Τοποθέτησης ΑΒ3 σε αυτοκίνητα του Δήμου, ανέρχε¬ 
ται στο ύψος των: #406.822,50#€ συμπεριλαμβανομένου 
του νομίμου Φ.Π.Α.. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης, στον 2 όροφο του Δημο¬ 
τικού Μεγάρου (Αγίου Δημητρίου 55). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Ο προσφορές πρέπει να κατατεθούν κλειστές ενώ¬ 
πιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης στις 
13/05/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:00 π.μ.Έως 10:30 π.μ. 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της προκήρυξης. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών εφόσον 
είναι δυνατόν θα λάβει χώρα την ημερομηνία διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού, άλλως η αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Δήμου, θα ειδοποιήσει 
εγγράφως τους συμμετέχοντας για την ημέρα & ώρα 
αποσφράγισής τους. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Νομικό καθεστώς -Απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 6 της 
προκήρυξης. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμε¬ 
τέχοντας για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί 
της συνολικής ή συνόλου ομάδας προϋπολογισθείσης 
από την υπηρεσία δαπάνης. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υπο- 
χρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% της συνολικής ή συνόλου ομάδας προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης. 

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις 
εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απα¬ 
ραίτητα να αναγράφεται σ' αυτές ότι αναφέρεται στα 
άρθρα του Π.Δ. 28/80. 

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ορίζεται επίσης 
σε ποσοστό (5%) της συνολικής ή συνόλου ομάδας προϋ- 
πολογισθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α. και πρέπει να κατα¬ 


τεθεί από τον ανάδοχο πριν από την έναρξη του χρόνου 
καλής λειτουργίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 
λειτουργίας, θα είναι κατά τρεις μήνες μεγαλύτερος από 
το συμβατικό χρόνο καλής λειτουργίας τον οποίο δηλώνει 
ο ανάδοχος στην προσφορά του που δε θα είναι μικρό¬ 
τερος του ενός έτους. Η διάρκεια συνεπώς του χρόνου 
εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι τουλάχιστον 15 μή¬ 
νες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης σχετίζεται με την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης (χρόνος παράδοσης, 
υλικά κατασκευής, ποιότητα κατασκευής κ.λπ.). 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, 
εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη 
της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 
της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρ¬ 
θρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2 (ΕΚΠΟΤΑ). 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Η ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές 
ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ανταποδοτικά και 
ιδία έσοδα. 

Η παρούσα έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Ευ- 
ρωπαϊκήςΈνωσης στις 21/03/2014, με αρ. Καταχώρησης 
2014-038365. 

Άγιος Δημήτριος, 26 Μαρτίου 2014 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
Αριθμ. 15635 

1. Αναθέτουσα Αρχή: 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος 

Ταχ. Κώδικας: 20100 

Τηλέφωνο: 2741361026, 2741361028 

Φαξ: 2741027592 

Ε-πιαίΙ: α.αΓίοροίαάουίαΨοπηΙΙ'ΐοδ.ρΓ 

2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου 

Ταξινόμηση κατά ΟΡ\/: 72.00.00.00-5 Σύμβαση Υπηρε¬ 
σιών και Εξοπλισμού. 

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκλη¬ 
ρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής συμμετοχής για 
τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας, η οποία σε σχέση 
με τα παραδοσιακά μέσα θα προσφέρει διαδραστική 
και άμεση συμμετοχή σε σχέση με την παθητική και 
έμμεση που επικρατεί. Με στόχο «η Δημοκρατία και 
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ο Διάλογος να γίνουν καθημερινή πρακτική» σε κάθε 
επίπεδο διακυβέρνησης, από το κυβερνητικό μέχρι το 
τοπικό, το έργο παρέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, 
μεθόδων και υπηρεσιών που με συγκεκριμένα βήματα 
μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχημένη εφαρμογή 
της ηλεκτρονικής δημοκρατίας στην πράξη. 

Οι βασικές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες. 

Υπηρεσίες Διαβούλευσης: Η πλατφόρμα υποστηρίζει 
την δομημένη διαδικασία της διαβούλευσης η οποία 
στοχεύει στην ορθολογιστική αντιπαράθεση με στόχο 
την λήψη αποφάσεων. 

Υπηρεσίες Δημοσκοπήσεων: Η διερεύνηση της στάσης 
των πολιτών απέναντι σε συγκεκριμένες πολιτικές και 
αποφάσεις είναι το πρώτο στάδιο της συμμετοχικής 
δημοκρατίας. 

Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης (ΤθΙθοοηΐβΓθηοθ & 
δίΓθαηηίηρ εθη/ίοοε): Με την ενοποίηση των Δήμων η 
συνεδρίαση του διευρυμένου Δημοτικού Συμβουλίου 
αποκτάει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο για τα απομακρυ¬ 
σμένα τοπικά συμβούλια όσο και για τους πολίτες οι 
οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ΓβαΙ Ιίπΐθ παρακολού¬ 
θησης και παρέμβασης. 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (δοοίαΙ ΝοΙννοιΊάηςι): 
Με την εκμετάλλευση τεχνολογιών \Λ/θ 0 2.0 η πλατφόρ¬ 
μα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να δημιουργή¬ 
σουν τον δικό τους χώρο έκφρασης σε αυτή με σκοπό 
την ενίσχυση των συνεκτικών δεσμών μεταξύ τους. 

Υπηρεσίες Πληροφόρησης: Ο πολίτης χρησιμοποιεί 
την πλατφόρμα για να ενημερώνεται άμεσα και στοχευ- 
μένα σχετικά με τις εξελίξεις στον Δήμο του κάνοντας 
χρήση αά όοο εργαλείων όπως οαίοπόας ποννεΙοΙΙοη ηοννε 
αΙθΓΐε, Γ55 ίθβά Υπηρεσίες Εκπαίδευσης: Η πλατφόρμα 
υποστηρίζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών 
σε θέματα διαδικασιών και υπηρεσιών. Η καλύτερη ενη¬ 
μέρωση οδηγεί σε καλύτερη και ορθότερη χρήση των 
υπηρεσιών που παρέχονται. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 
Εκατόν οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ, 
€ 108.486,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 88.200,00- 
ΦΠΑ 23 %·. € 20.286,00) και συμπεριλαμβάνεται το κό¬ 
στος των υπηρεσιών πόσης φύσεως για ένα έτος (1) 
έτος μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ως δι¬ 
καίωμα προαίρεσης. Δικαιώματα προαίρεσης: 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 
ήτοι δέκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και 
εξήντα λεπτά (10.848,60€) όσον αφορά το Φυσικό Αντι¬ 
κείμενο και 24% του προϋπολογισμού του έργου (πε- 
ριλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι είκοσι έξι χιλιάδες τριάντα 
έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (26.036,64 €) όσον 
αφορά υπηρεσίες Συντήρησης. 

Το χρονικό πλαίσιο άσκησής του δικαιώματος προ¬ 
αίρεσης είναι μέσα σε τρία έτη από την υπογραφή της 
αρχικής σύμβασης (ΠΔ 60/2007 Αρθρο 25). Τα δικαιώ¬ 
ματα προαίρεσης δεν περιλαμβάνονται στον επιλέξιμο 
προϋπολογισμό της πράξης σύμφωνα με την ισχύουσα 
Απόφαση Ένταξης. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα¬ 
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πό¬ 
ρους. 

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση Η ανά¬ 
θεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοι¬ 
κτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικά 


συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της 
προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 

Στην'Εδρα του Δήμου Κορινθίων & Δήμου Νεμέας και 
όπου επιβάλλεται από τη φύση του παρόντος έργου 

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 12 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού 
α) Η παραλαβή του τεύχους της Διακήρυξης είναι απα¬ 
ραίτητη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν 
τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την 
έδρα του Δήμου Κορινθίων - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
όλες τις εργάσιμες μέρες μέχρι και την 11/04/2014 και 
ώρα 13:00 μ.μ. Δ/νση: Ερμού 39, Κόρινθος 20100 Τηλέφω¬ 
να: 2741361026 & 2741361028 β) Το πλήρες κείμενο της 
προκήρυξης όπως και διευκρινήσεις / συμπληρωματικές 
πληροφορίες διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω 
του Διαδικτύου στην διεύθυνση: άΙΙρ://νννννν. 1 < 0 ΝηΙΙ'ΐ 05 .ς|ΐ'/ 
στην ενότητα «Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί» 

7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφο¬ 
ρών α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμ¬ 
μετέχοντας ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα 
γραφεία του Δήμου μέχρι την ημέρα Μ. Τρίτη 15/04/2014 
και ώρα 12:00 μεσημβρινή. Σε αντίθετη περίπτωση οι 
προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφο- 
νται. β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η 
έδρα του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, Κόρινθος). Οι 
προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς 
στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της 
ημέρας του διαγωνισμού. 

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα 
γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, Κόρινθος) 
την 15/04/2014 και ώρα 12:00 μεσημβρινή. Στην αποσφρά¬ 
γιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδοχών ή εξουσιοδο¬ 
τημένος εκπρόσωπος αυτών. 

9. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεω¬ 
τικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο εγγυητική επιστολή ποσού είναι 
δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ και δεκα¬ 
πέντε λεπτά 5.425,00 €. Η εγγυητική επιστολή πρέπει 
να απευθύνεται προς το Δήμο Κορινθίων και να έχει 
ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 

10. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή και νομικών προ¬ 
σώπων, που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις 
παραγράφους Β2.3 και Β2.6 της αναλυτικής διακήρυξης.. 

11. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης 
για δημοσίευση 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυ¬ 
ξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως είναι η 26/03/2014 ( Ημέρα Τετάρτη). 

12. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Κορινθίων, Κο- 
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λιάτσου 32, Κόρινθος ΤΚ 20100, Τεχνική Υπηρεσία και 
Ε-ιτιαϋ: 3.αΓΐοροί3όου@Ι<οΐΊηΙΐΊθ5.ς)Γ 

Κόρινθος, 26 Μαρτίου 2014 

Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Αριθμ. 2/32809 

Ο Δήμος Ρόδου προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση 
αποκατάστασης κτιρίου Βακούφ στην Πλατεία Κου- 
ντουριώτη» με προϋπολογισμό 400.000,00 ευρώ, συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά με προϋπολογι¬ 
σμό 252.368,89 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά με 
προϋπολογισμό 86.518,71 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, 
οδός Ιπποτών 4 Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, μέχρι και την 
Πέμπτη 10/4/2014. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδι¬ 
αφερόμενοι καταβάλλουν στο Τμήμα Προσόδων της Δ/ 
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην πλατεία 
Κουντουριώτη (κτίριο πρώην Πολεοδομίας Νομαρχί¬ 
ας Δωδ/σου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 έως 
13:00, τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε 5 ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των 
τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στα τηλ: 2241038077, 74314, Ϊ3Χ επικοι¬ 
νωνίας: 2241036550, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία 
Αρνά Ευφημία. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύ¬ 
θυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, στην οδό Ιππο¬ 
τών στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου. Το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι «προσφορά με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., ως ακολούθως: 

αΐ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα 
τους ή και που έχουν δηλώσει ως δεύτερο νομό το νομό 
Δωδεκανήσου, κάτοχοι πτυχίου Α2,1ης, 2ης ή 3ης τάξης 
για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α1, Α2 ή 1ης τάξης 
για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά. 

α2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα 
τους εκτός νομού Δωδεκα-νήσου, κάτοχοι πτυχίου Α2, 
1ης ή 2ης τάξης για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και 
Α1, Α2 ή 1ης τάξης για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχα- 
νολογικά. 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κυρωθεί με σχετική 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημο- 
πρατούμενο. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.778,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Το έργο αποτελεί το 2ο υποέργο της πράξης «Ανα¬ 
πλάσεις στο ιστορικό κέντρο και τη Μεσαιωνική Πόλη 
της Ρόδου», η οποία με την υπ’ αρ. πρωτ. 2366/15-6- 
2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου είναι 
ενταγμένη στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε¬ 
ριφερειακής (Κωδικός Πράξης ΣΑ:2012ΕΠ06780029). 

Προβλέπεται η χορήγηση έντοκης προκαταβολής 
στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
51 του ΚΔΕ σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 
του Ν. 3614/2007, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 242 και την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4156/2013. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή. 

Ρόδος, 26 Μαρτίου 2014 
Ο Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Αριθμ. 81240/2416 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότη¬ 
τα Αχαΐας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών 
και την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για τη δια¬ 
μόρφωση τμήματος του κτιρίου επί της οδού Αθηνών 
105 με σκοπό την στέγαση της Δ/νσης Μεταφορών- 
Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας προϋπολογισμού μέχρι του 
ποσού των 135.300,00,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη 
προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών και υλικών 
που απαιτούνται. 
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Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, 
θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και την εγγυητική επιστο¬ 
λή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης 
από την υπηρεσία δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Ο προϋπολογισμός ορίζεται στις 135.300,00€ συμπε¬ 
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου 
από το αδιάθετο υπόλοιπο του επενδυτικού προγράμμα¬ 
τος 2012 που χρηματοδοτήθηκε από τους επενδυτικούς 
κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει, να υπο¬ 
βάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδο¬ 
τημένα πρόσωπα στη Π.Ε. Αχαΐας - τμήμα προμηθειών 
Πανεπιστημίου 254 - Κτίριο Β') από την δημοσίευση 
της παρούσας μέχρι τις 28 -04.-2014 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 12:00 π.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογη- 
τικών συμμετοχής ορίζεται η 29/04/2014, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα της Π.Ε. Αχάΐας, Πανεπιστημίου 
254 (Β' κτήριο), στην Πάτρα. 

Αντίγραφα της διακήρυξης καθώς επίσης και πληρο¬ 
φορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. από 
την Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών (213-613-409 
αρμόδιος υπάλληλος: Α. Ψιλοβασιλόπουλος). 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πε¬ 
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας νννννν.ράθ.οον.ρΓ 

Πάτρα, 26 Μαρτίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. 02184 
Αριθμ. Διακ. 02184/2014 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
προκηρύσσει: 

1. Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδό- 
χου του έργου «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
και Διαχείρισης Τεχνικών'Εργων Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου- 
σα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προ¬ 
ϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα 
τριών ευρώ και δέκα επτά λεπτών (153.073,17 €) πλέον 
ΦΠΑ, εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ 
(193.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 
πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (55.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για συντήρηση μετά τη 
λήξη της περιόδου εγγύησης. 

3. Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρη¬ 
σιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Αξονα 
Προτεραιότητας ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, 
και ειδικότερα του Υποέργου 2 με τίτλο: «Πληροφοριακά 
Συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνικών'Εργων 
Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης με τίτλο: «Ψηφιακές 


Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Αθηνών» και κωδ. ΜΙδ 304163 
που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων «Βελτίωση 
της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ-Ισότιμή συμμετοχή των 
πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα». Η Πράξη θα συγχρημα¬ 
τοδοτηθεί από κοινοτικούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε¬ 
ρειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ3458 2011ΣΕ34580005 
του έργου). 

4. Αριθμός ονοματολογίας: 48812000 

5. Διάρκεια του έργου: 8 μήνες από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 

6. Αναθέτουσα αρχή: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπι¬ 
στήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευ¬ 
νάς (ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ), Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα, β-πιαίΙ: ιό@ 
θΙΚβ.υοα.ρΓ. 

7. Περιεχόμενο του έργου: 

Το έργο αναφέρεται στην υλοποίηση ενός Ολοκληρω¬ 
μένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Διοίκησης και 
Διαχείρισης Τεχνικών'Εργων, με στόχο την πληρέστερη 
οργάνωση και διοικητική υποστήριξη του Πανεπιστημίου 
καθώς και την κάλυψη και βελτίωση των άμεσων κα¬ 
θημερινών αναγκών τόσο για την λειτουργία των υπη¬ 
ρεσιών του, όσο και για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 
όλων των συναλλασσομένων. 

8. Σύμβαση: Η σύμβαση που θα υπογράφει με τον 
ανάδοχο αφορά στο σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών 

9. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφο¬ 
ρών: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει 
την 09/05/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30. Οι προ¬ 
σφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμέ¬ 
νες στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνάς, (ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ) 
και πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, 
κτίριο ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, 157 84 - 
με Κ.Α. 11175 

10. Γλώσσα: Ελληνική 

11. Αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση 
των προσφορών θα γίνει δημοσία κατά την 12/05/2014, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στο κτίριο ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, 
όροφος 2ος, 

12. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, όπως παρουσιάζονται 
αναλυτικά στο Άρθρο Β.2 «Δικαίωμα Συμμετοχής - Δικαι- 
ολογητικά» παρ. Β.2.1 του αναλυτικού τεύχους της διακή¬ 
ρυξης, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται 
στις παραγράφους Β2.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
και Β2.6 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» 

13. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφο¬ 
ρές δεν γίνονται δεκτές. 

14. Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δε¬ 
σμεύουν τους υποψηφίους για έξι (6) μήνες, προθεσμία 
που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του δι¬ 
αγωνισμού. 

15. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγω¬ 
νισμού: 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται σε ηλεκτρονική 
μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση ίιΐΐρ://\Λ/\Λ/νν. 
θΙΚθ.υοα.ςΓ. Τυχόν διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα 
προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο 
και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερομένου να λάβει 
γνώσει για αυτές. 

16. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διάγω- 
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νισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραί¬ 
τητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστο¬ 
λή συμμετοχής, ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 9.660,00€ 
17. Περίληψη της διακήρυξης: Περίληψη της προκήρυ¬ 
ξης στάλθηκε την 26/3/2014 στην εφημερίδα των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο τεύχος Διακηρύξεων Συμ¬ 
βάσεων του Φύλλου της Κυβερνήσεως και τον ελληνικό 
τύπο για δημοσίευση την 28/3/2014 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014 
Ο Πρύτανης 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. οικ.13143 

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφο¬ 
ρά, για την προμήθεια «Υπόγειων κάδων απορριμμάτων 
ωφέλιμης χωρητικότητας 4.000-4.200 II Δήμου Ηλιού¬ 
πολης» Α.Μ.: Κ 27/2013 συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας 197.980,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που 
θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Αστική Αναζω¬ 
ογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατά¬ 
στημα Σοφοκλή Βενιζέλου 114, την 16 Απριλίου 2014 
ημέρα Τετάρτη και ώρα ΙΤΟΟπμ. έως 11:30πμ, κατά την 
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας δα¬ 
πάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 9.899,00€ 
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν, πληροφορίες 
για το διαγωνισμό και να παραλάβουν τα τεύχη της δια¬ 
κήρυξης, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 08.30 
πμ έως 13.00 μμ, έως και έξι (6) τουλάχιστον μέρες πριν 
την ημερομηνία υποβολής προσφορών, από το τμήμα: 
Προμηθειών του Δήμου, οδός: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, 
στο τηλέφωνο: 210 9970000. 

Ηλιούπολη, 26 Μαρτίου 2014 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - 
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Διακ. Λ30/ΠΥ/5/26-03-14 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο 
Ασφάλισης Μισθωτών- Δ/νση Προμηθειών & Χημικών 
Υπηρεσιών διενεργεί Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο¬ 
ρά σε ΕΥΡΩ για το έργο με αντικείμενο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙ¬ 


ΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΜΙ5) ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ» 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Οργανω¬ 
τική Αναδιοργάνωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ανάπτυξη Συστήματος Διοικητικής 
Πληροφόρησης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 & 3 αυτής) η οποία είναι 
ενταγμένη στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 
2013», με κωδικό ΜΙ3 370533 με δικαίωμα προαίρεσης 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
για το λογισμικό και τον εξοπλισμό του εν λόγω έργου 
για τρία (3) έτη μετά το πέρας της προβλεπόμενης 
περιόδου εγγύησης τους, (αριθμός φακέλου ΦΠΥ12/14). 

Αντικείμενο του έργου: Συνοπτικά το προς υλοποίηση 
έργο, περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής / Ανάλυση Απαιτή¬ 
σεων. (Υποέργο 2 της ενταγμένης πράξης) 

2. Προμήθεια Εξοπλισμού και Αδειών χρήσης (Υποέργο 
3 της ενταγμένης πράξης) 

3. Των απαραίτητων εξυπηρετητών και των αδειών 
χρήσης του λογισμικού εξυπηρετητών. 

ό. Τ ου 810Γ39Θ Αγθ 3 ΝθίννοτΚ (3ΑΝ) 

ο. Των αδειών λογισμικού Συστήματος Επιχειρηματι¬ 
κής Ευφυΐας (Β.Ι.) 

3. Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διοικητι¬ 
κής Πληροφόρησης για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Υποέργο 2 της 
ενταγμένης πράξης) 

- Ανάπτυξη υποδομής Αποθήκης Δεδομένων, εξαγω¬ 
γής, μετασχηματισμού και φόρτωσης των πρωτογενών 
δεδομένων και δημιουργία μηχανισμών ανατροφοδό¬ 
τησής με δεδομένα. 

- Ανάπτυξη επιχειρηματικών εννοιών που θα καλύ¬ 
πτουν το εύρος της επιθυμητής πληροφόρησης της 
Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

- Ανάπτυξη μηχανισμών αναφορών που θα καλύπτουν 
τις βασικές ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

4. Ολοκλήρωση (ίηΙορΓβΙίοη) του Πληροφοριακού Συ¬ 
στήματος. (Υποέργο 2 της ενταγμένης πράξης) 

- Υλοποίηση όλων των ενεργειών για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος, οι οποίες 
περιλαμβάνουν την εγκατάσταση του αναπτυχθέντος 
λογισμικού στον εξοπλισμό του συστήματος, καθώς και 
την προετοιμασία των δεδομένων του συστήματος που 
είναι απαραίτητα για την θέση σε λειτουργία (επικαιρο- 
ποίηση δεδομένων Αποθήκης Δεδομένων, δημιουργία 
λογαριασμών χρηστών, δικαιωμάτων πρόσβασης, κλπ) 

5. Εκπαίδευση των χρηστών του πληροφοριακού συ¬ 
στήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (Υποέργο 2 της ενταγμένης 
πράξης) 

- Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους διαχειριστές 
και του προχωρημένους χρήστες του πληροφοριακού συ¬ 
στήματος Διοικητικής Πληροφόρησης (ΜΙ3) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

6. Πιλοτική Λειτουργία συστήματος. (Υποέργο 2 της 
ενταγμένης πράξης) 

- Εγκατάσταση και Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος 
για δύο (2) μήνες. Η Πιλοτική Λειτουργία αναφέρεται 
στο πρώτο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας του 
Συστήματος: 

• για ένα προκαθορισμένο, σύντομο χρονικό διάστημα 

• χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο 
του εξοπλισμού του Συστήματος 

• με τη συμμετοχή μιας περιορισμένης, αλλά αντιπρο¬ 
σωπευτικής ομάδας χρηστών, καλύπτοντας το σύνολο 
των επιχειρησιακών διαδικασιών 
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• καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των λειτουργιών 
του Συστήματος 

• χρησιμοποιώντας το σύνολο των επιχειρησιακών 
δεδομένων του Συστήματος. 

7. Υπηρεσίες υποστήριξης - έναρξη παραγωγικής λει¬ 
τουργίας. (Υποέργο 2 της ενταγμένης πράξης) 

- Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας Συστήμα¬ 
τος για έξι (6) μήνες στο σύνολο των προβλεπομένων 
εγκαταστάσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κεντρικές και περιφε¬ 
ρειακές μονάδες). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
πιλοτικής λειτουργίας αρχίζει η περίοδος παραγωγικής 
λειτουργίας. Στην περίοδο παραγωγικής λειτουργίας το 
σύστημα θα εγκατασταθεί αι θα λειτουργήσει σταδιακά 
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στο σύνολο των 
οργανικών μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

ΟΡν: 72.00.00.00-5, 48.00.00.00-8, 30.23.73.00 

Ο προϋπολογισμός του έργου το οποίο αποτελείται 
από τα Υποέργα 2 και 3, ανέρχεται στο ποσό των εν- 
νιακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ 
(€900.483,00) συμπ/νου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: € 732.100,00) χωρίς δικαίωμα προαίρεσης 
και στο ποσό των 1.035.555,45€ συμπ/νου ΦΠΑ 23% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 841.915,00) με δικαίωμα 
προαίρεσης. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 
23/05/14 και ώρα 10.30 π.μ. 

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 
23/05/14 και ώρα 11.00 π.μ 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 
#51.777,77 €# € για το σύνολο του έργου. 

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι μέχρι 24/11/14 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. 

Η πληρωμή θα γίνει όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 

Η διακήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ την 
26/03/14. 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
08:00 π.μ. έως 15:00. μ.μ., στη Δ/νση Προμηθειών και Χη¬ 


μικών Υπηρεσιών, Αγ. Κων/νου 16 3ος όροφος, γραφείο 

5. Αρμόδια Σ. Γενιτσαροπούλου, τηλ. 210.5213649. 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Γ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. 34426 

1. Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Έργα Πυροπροστασίας 
έτους 2014» με προϋπολογισμό 72.000,00 Ευρώ μη συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της αναθεώρησης. 

2. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου χορηγούνται 
στους ενδιαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 10/4/2014. 
Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βόλου (Μικρα- 
σιατών 81 - κτίριο “Σπιρερ”), τηλ: 24210 94034. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 - κτίριο «Σπιρερ») και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.440,00 € και ισχύ 
μέχρι και 15-11-2014. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠΕΣΑΗΔ - Πολιτική 
προστασία έτους 2014. 

7. Προθεσμία εκτέλεσης έργου: 6 μήνες. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

Βόλος, 26 Μαρτίου 2014 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 
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